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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 246 

20 Απριλίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει τη διενέργεια 
μειοδοτικού διαγωνισμού για δημοπρασία με ανοιχτή 
διαδικασία και με σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
εργασιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρ¬ 
θρο 7 του π.δ. 609/1985) σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν.1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής 
γεώτρησης στη θέση «Χατζή Πηγάδι» στο Δ.Δ. Πλατά¬ 
νου, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό της μελέτης ενενήντα έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 
(96.928,56 €) με το ΦΠΑ. 

• Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το Πρό¬ 
γραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και Τακτικά Έσοδα. 

• Χρόνος περαίωσης του έργου ένας (1) μήνας. 

• Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 8η Μάίου, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 11 
Μαίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ Α1 και άνω για έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

• Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό χιλίων 
εξακοσίων τριάντα (1630) ΕΥΡΩ απευθυνόμενη στο 
Δήμο Αλμυρού. 

• Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι 
ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού 
(τηλ. 24220-29213) αντί του ποσού των πέντε (5) ευρώ 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 


πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (μέχρι και 
την Τετάρτη 3 Μάίου 2006). 

Αλμυρός, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από τις αποφάσεις: 

1. Την υπ’ αριθμ. 25/πρκ.8/11.4.2006 απόφαση του Συμ¬ 
βουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και 

2. Την με υπ’ αριθμ. 422/19.12.2005 πράξη Διοικητή - 
Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟ¬ 
ΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ σε ποσοστό 
100% για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για 
ένα (1) έτος. 

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ¬ 
ΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (97.850,00) ΕΥΡΩ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 24η Μάη 
2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 25η Μάη 
2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερο¬ 
μηνία παρουσία επιτροπής. 

Περισσότερες πληροφορίες, όρους διακήρυξης κ.τλ., 
θα δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύ¬ 
ματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο 
τηλέφωνο 28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο 
Α. Συμνιανάκη. 

Χανιά, 17 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ.: 17 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙ¬ 
ΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης αρθρ. 7 του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1984, του π.δ. 609/1985 του π.δ. 23/1983 ως και 
τον ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Επισκευή - συντήρηση Επ. Οδ. Δικτύου τέως επαρχίας 
Φυλλίδας στα τμήματα Ν. Πέτρας - Δραβήσκου - Πε- 
θελινού, Γαζώρου - Αναστασίας, Ν. Ζίχνης - Αγριανής, 
Σ.Σ. Αγγίστας - Ροδολίβους - Πρώτης και Λευκωθέας 

- Σφελινού - Σκοπιάς.» προϋπολογισμού 350.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Νομαρ¬ 
χιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερ¬ 
ρών στις 8.5.2006 ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (Τέρμα 
Ομονοίας). Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο δι¬ 
αγωνισμός στην παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την 
επόμενη Δευτέρα με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη 
δημοσίευση. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό (2%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό 5.875,10 €. 

Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται όριο ποσοστού έκ¬ 
πτωσης το 12%, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης του έργου, πρόσθετη εγγύηση (παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή στην 1η, ή στη 
2η, ή στην 3η τάξη για έργα οδοποιίας εντός Νομού και 
σε δεύτερο επιλεγμένο Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τείχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σερρών 
(Τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων 23210 90506. 

Σέρρες, 7 Απριλίου 2006 
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
Η Αντινομάρχης 
ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ 


( 4 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ.: 19 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙ¬ 
ΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης αρθρ. 7 του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1984, του π.δ. 609/1985 του π.δ. 23/1983 ως και 
τον ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Επισκευή - συντήρηση, επαρχιακής οδού, Δικτύου Τέως 
Επαρχίας Σερρών, στα τμήματα Λιθοτόπου, Ηράκλειας 

- Σκοτούσας - Καλών Δέντρων - Καρπερής - Βαμβακιάς 

- Σερρών, Πεπονιάς - Νέου Σκοπού - Πεθελινού και Σερ¬ 
ρών - Βρόντους» προϋπολογισμού 350.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Νομαρ¬ 
χιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
στις 8.5.2006 ημέρα Δευτέρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (Τέρμα Ομονοίας). 
Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 
με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό (2%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό 5.875,10 €. 

Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται όριο ποσοστού έκ¬ 
πτωσης το 12%, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης του έργου, πρόσθετη εγγύηση (παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή στην 1η, ή στη 
2η, ή στην 3η τάξη για έργα οδοποιίας εντός Νομού και 
σε δεύτερο επιλεγμένο Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Οι ενδιαφερόμενο μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σερρών 
(Τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων 23210 90506. 

Σέρρες, 7 Απριλίου 2006 
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
Η Αντινομάρχης 
ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ 
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(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ.: 20 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης 
τιμολογίου αρθρ. 9 του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1984, του π.δ. 609/1985 του π.δ. 23/1953 ως και 
τον ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σερρών (ΚΑΛΚΑΝΙ)», 
προϋπολογισμού: 2.335.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 100% (αριθ. Έργου 
Ο.Π.Σ. 105563). Είναι υποέργο πράξης ενταγμένης στο 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον άξο¬ 
να προτεραιότητας 3 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών 
εκπαίδευσης», με την υπ’ αριθμ. 15874/15.12.2005 απόφα¬ 
ση ένταξης πράξης. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
την ΕΕ κατά 75% και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το παρόν υπο- 
έργο έχει συνολική έκπτωση 2.335.000,00 € και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1983 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
στις 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (Τέρμα Ομόνοι¬ 
ας). Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός 
στην παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη Πέ¬ 
μπτη με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό (2%) επί του προϋπολογισμού, (μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) απευθυνόμενη 
στην Δ.Τ.ΥΝ.Α. Σερρών, ποσού 38.600,00 €. 

Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται όριο ποσοστού έκ¬ 
πτωσης το 12%, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης του έργου, πρόσθετη εγγύηση (παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας οικο¬ 
δομικών και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην 3η ή 4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας 
ή 2η σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην Α2 
ή 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή 3η με έδρα εντός 
νομού ή δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα κατηγορί¬ 
ας Η/Μ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάζεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σερ¬ 
ρών (Τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων 23210 90506. 
Σέρρες, 11 Απριλίου 2006 
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
Η Αντινομάρχης 
ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ 
-♦- 

( 6 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ.: 106 

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ορίζει με νέες 
ημερομηνίες τον υπ’ αριθμ. 106/2005 Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό, που αφορά στην προμήθεια «26 Συσκευ¬ 
ών Φόρτισης - Εκφόρτισης και Ελέγχου Συσσωρευτών 
αρμάτων κλειστού τύπου», αξίας (241.635 €), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη προσφορά, με Αριθμό Διακήρυξης: 36/2006. Νέα 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών - διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 9 Μάίου 2006 έως 11.30 
ώρα, στα Γραφεία της ΜΕΔΙΔΗΔ, οδός Πέτρου Ράλλη 
1, Ρουφ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ - Ραχ: 
210 3459946). 

Ο Διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων την 19.4.2006. 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γρα¬ 
φεία της ΜΕΔΙΔΗΔ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 8:00-13:00 εκτός 
Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ- 
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ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006 
Ο Τμηματάρχης 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ.: 18 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙ¬ 
ΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης αρθρ. 7 του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν.2229/1984, του π.δ. 609/1985 του π.δ. 23/1983 ως και τον 
ν.3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επι¬ 
σκευή - συντήρηση επαρχιακής Οδικού, Δικτύου Τέως 
Επαρχίας Βισαλτίας, στα τμήματα Νιγρίτας - Ανθής 

- Πεπονιάς, Νιγρίτας - Δημητριτσίου - Λιβαδοχωρίου 
και Νιγρίτας - Χουμνικού - Λευκοτόπου - Ευκαρπίας» 
προϋπολογισμού 350.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Νομαρ¬ 
χιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερ¬ 
ρών στις 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (Τέρμα 
Ομονοίας). Σε περίπτωση που δεν δενεργηθεί ο διαγωνι¬ 
σμός στην παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την επόμενη 
Πέμπτη με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό (2%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό 5.875,10 €. 

Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται όριο ποσοστού έκ¬ 
πτωσης το 12%, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης του έργου, πρόσθετη εγγύηση (παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή στην 1η, ή στη 
2η ή στην 3η τάξη για έργα οδοποιίας εντός Νομού και 
σε δεύτερο επιλεγμένο Νομό. 

β. Προερχόμενη από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν απογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 


εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Οι ενδιαφερόμενο μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Σερρών 
(Τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων 23210 90506. 

Σέρρες, 7 Απριλίου 2006 
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
Η Αντινομάρχης 
ΑΓΝΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ.: 3392 

Ο Δήμαρχος Νότιας Ρόδου προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΑΚ- 
ΚΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α1) - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α1)» προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 491.000 € (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 περί «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων», 
εκτελεστικού του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει μετά την τροπο¬ 
ποίηση του και τη συμπλήρωση του από τους νόμους 
2229/1994, 2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 2940/2001 
(ΦΕΚ 80Α/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), 
τον ν. 3263 (ΦΕΚ179Α/28.9.2004) και το άρθρο 21 του 
ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138Α/16.6.2005, των εκτελεστικών τους 
π.δ. 609/1985 και 472/1985 όπως ισχύουν μετά την τρο¬ 
ποποίησή τους από τα π.δ. 368/1984, 285/1987, 402/1986, 
210/1987, 218/1989 καθώς και τις σχετικές Υπουργικές 
αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρ¬ 
μογή τους, όπως ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής 
του μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.5.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Νότιας Ρόδου στο Γεννάδι. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 22.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 29.5.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10α πρωινή στα γραφεία Δήμου Νότιας 
Ρόδου στο Γεννάδι. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις ανά κατηγορία έργων: 

- Κατηγορία υδραυλκών έργων: 1η έως 2η τάξη από 
όλη την επικράτεια και 1η έως 3η εφ’ όσον έχει την έδρα 
της εντός του Νομού Δωδεκανήσου ή σαν δεύτερο Νομό 
της επιλογής της. 

- Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών Έργων: Α2 έως 
1η τάξη από όλη την επικράτεια και Α2 έως 2η εφ’ όσον 
έχει την έδρα της εντός του Νομού Δωδεκανήσου ή σαν 
δεύτερο Νομό της επιλογής της. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούντο επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7, του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργολιπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί τοις 
εκατό) του προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), δηλαδή οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ 
ευρώ και έντεκα λεπτά (8.288,11 €) και θα απευθύνεται 
προς το «Δήμο Νότιας Ρόδου». 

Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Νότιας Ρόδου, μέχρι και την Τετάρτη 
17.5.2006, μετά την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης 
της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Ρόδου και 
με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, 
που ανέρχονται στο ποσό των 20€. 

Πληροφορίες Γεώργιος. Πιπίνος τηλ: 22440-29133. 

Γεννάδι, 17 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ.: Τ.Υ. 2017 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Γρεβενών διακηρύσσει την με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» προϋπολογισμού 
60.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 313,29 ΕΥΡΩ για αναθε¬ 
ώρηση και 9.579,83 για ΦΠΑ) από πιστώσεις ΚΑΠ 2006. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Γ ρεβενών (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 51100 Γ ρεβενά), στις 18 
Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε λόγο η 
δημοπρασία δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, 
τότε θα διεξαχθεί την 22 Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ). του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ». 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στην 
επιτροπή διαγωνισμού αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 1.002,00 
ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται είτε προς τη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν. Α. Γ ρεβενών είτε στη Νομ/κή Αυτ/ση 
Γ ρεβενών. 

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη, παρέχονται κα¬ 
θημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Γ ρεβενών, τηλ. 24620-76240. Τα τεύχη 
μπορούν να τα πάρουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 
15.5.2006 ημέρα Δευτέρα, με καταβολή 10,00 Ευρώ. 

Γρεβενά, 17 Απριλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Αριθμ.: 3075 

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης του δεύτερου υποέργου με τίτλο «Ανάπτυ- 




4038 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ξη εξοπλισμού χύτευσης και ανακύκλωσης στα Εργα¬ 
στήρια της ΑΣΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Αττικής 2000 - 2006, Μέτρο 1.4Έργο 
«Ανάπτυξη Υποδομών Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», κωδικού ΜΙδ 60248 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης σαράντα μία χιλιάδων ογδόντα 
έξι ευρώ (41.086,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ19% με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά με αντικείμενο: προμήθεια και εγκατάσταση: 
Εξοπλισμού χύτευσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Μαίου 2006, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρι¬ 
άσεων ΑΣΚΤ, Πατησίων 42 106 82 Αθήνα. 

Κατάθεση προσφορών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Πατησίων 42, Τμήμα Προμηθειών καιΈργων μέ¬ 
χρι την Τρίτη 23 Μάίου 2006 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του δια¬ 
γωνισμού και αντίγραφο της προκήρυξης παρέχονται 
από την Παρασκευή 28 Απριλίου 2006 στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, Τμήμα Προμηθειών 
καιΈργων (Αικατερίνη Βαρθολομαίου τηλέφωνο επικοι¬ 
νωνίας 210 3897106- φαξ 2103816926 -ο-πηείΙ (<ν3ΓΐΐΊθΙ@ 
33Ϊ3.9Γ ή Ηρακλή Παπαδόπουλο 210 3897100 θ-ιπαίΙ 
ΙΐθΓ0ρ3ρ@35ί3.9Γ). 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους. 

Αθήνα, 26 Μαίου 2005 
Ο Πρύτανης 
ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Αριθμ.: 31 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου 
Βασιλικών, προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «ενός (1) 
καινούργιου λεωφορείου 26 έως 28 θέσεων», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης της προμήθειας 40.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βα¬ 
σιλικών στις 3.5.2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 
π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.680,67 ευρώ. 

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου 
Βασιλικών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 
23960-22214, 22292. 

Βασιλικά, 17 Απριλίου 2006 
Η Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΙΝΗ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ.: 7707 

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφω¬ 


να με το π.δ. 28/1980, για την ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
- ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΜΟ.Λ.Α.Κ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς τον Φ.Π.Α.: 171.600,00 €. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με τον Φ.Π.Α. 9%: 187.044,00 €. 

Η εν λόγω υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πό¬ 
ρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10.5.2006 ημέρα Τετάρ¬ 
τη, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας, Αριστοδήμου 22, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 
11η π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, που είναι σχετικές με την παροχή 
των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι (24) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύηση 
ίση προς το 5% του προϋπολογισμού ύψους: 8.580,00 
€ εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τρά¬ 
πεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας έως την 5.5.2006 ώρα 12 π.μ. αρμόδιος 
Δημήτρης Γεωργακίλας, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 
(Α' όροφος), Δήμος Καλαμάτας, τηλ. 27210-99222. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει το 
ανάδοχο. 

Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ.: 7708 

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο 
διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφο¬ 
ράς, σύμφωνα με την οδηγία 2004/18 για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών, για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς τον Φ.Π.Α.: 1.296.000,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με τον Φ.Π.Α. 9%: 1.412.640,00 €. 

Η εν λόγω υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πό¬ 
ρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31.5.2006 ημέρα Τετάρ¬ 
τη, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας, Αριστοδήμου 22, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 
11η π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, που είναι σχετικές με την παροχή 
των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι (24) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται εγγύηση 
ίση προς το 2 % του προϋπολογισμού ύψους: 26.000,00 
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€ εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τρά¬ 
πεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας έως την 19.5.2006 ώρα 12 π.μ. αρμόδι¬ 
ος Δημήτρης Γεωργακίλας, στη διεύθυνση Κολοκοτρώ- 
νη 1 (Α' όροφος), Δήμος Καλαμάτας, τηλ. 27210-99222. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει το 
ανάδοχο. 

Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθμ.: 2138 

Η Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙ¬ 
ΡΑΙΩΣ σχετικά με τον διαγωνισμό της με υπ’ αριθμ. 
διακήρυξης 3/2006 και αντικείμενο την παροχή καλύ¬ 
ψεων ασφάλισης: 

- των παγίων εγκαταστάσεών της, 

- της γενικής αστικής ευθύνης της, 

- τρομοκρατικών ενεργειών, 

- αστικής ευθύνης από τρομοκρατικές ενέργειες, 

ανακοινώνει ότι μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής 

του για την Τετάρτη 3 Μαΐου 2006 και ώρα 10:00 αντί 
για την 18η Απριλίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
που ήταν αρχικά προγραμματισμένη. 

Κατ’ επέκταση τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέ¬ 
σιμα στους ενδιαφερομένους, έναντι καταβολής ποσού 
100,00 ευρώ, έως και την Τρίτη 26 Απριλίου 2006 και 
ώρα 13:30, από την Υπηρεσία Προμηθειών της Α.Ε. ΗΣΑΠ, 
Αθηνάς 67, Αθήνα, τηλ. 00302103248311. 

Διευκρινίσεις επί των όρων του διαγωνισμού θα τύ- 
χουν ερωτήματα πρωτοκολληθούν έως και την Τρίτη 
26 Απριλίου 2006 και ώρα 15:00. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιλαμβανόμενοι και μη 
τροποποιούμενοι από την παρούσα στα τεύχη δημο¬ 
πράτησης όροι. 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Αριθμ.: 5535 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας διενεργεί 
Τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδοχών 
του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙ¬ 
ΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». 

Προϋπολογισμός: 70.200 €. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Θεσπρωτίας. 


Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: την 
22.5.2006 Ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 11:00 π.μ. στον Δήμο 
Ηγουμενίτσας Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: την 22.5.2006, 
Ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, οδός 
Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα. 

Ημερομηνία Αποστολής της Περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: την 17.4.2006. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: την 17.4.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 
14:00, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, 
Τηλ.: 2665026067. 

Ηγουμενίτσα, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 

Αριθμ. 2508 

Ο Δήμος Ν. Καζαντζάκης διενεργεί πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων- 
ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συγκεκριμένης 
προμήθειας είναι 5.161,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:00 στα γραφεία του 
Δήμου στις Αγ. Παρασκιές. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν 
γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα 
γραφεία του Δήμου μέχρι και την 4.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
στην αρμόδια υπάλληλο Παρασκευά Χαρούλα (εν τη 
απουσία της στην Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα 
δραστηριότητα σχετική με τι αντικείμενο του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Οι όροι της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την προμήθεια είναι 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2810-742504 και 2810- 
743830 (Παρασκευά Χαρούλα-Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Πεζά, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 132 

Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, 
Τοπική Υπηρεσία Δράμας προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με τη συμφερότερη προσφορά που θα γίνει 
στις 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. για τη 
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μίσθωση αυτοκινήτων (πούλμαν) για την εκτέλεση του 
εκδρομικού προγράμματος Δράμας έτους 2006. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί μετά 20 ημέρες στον ίδιο τόπο και ίδια 
ώρα. 

Πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται από 
τα Γραφεία του Οργανισμού, Ηπείρου 2, γ' όροφος, 
γραφείο 20, τηλ: 35370 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Δράμα, 17 Απριλίου 2006 
Η Προϊσταμένη 
ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3341 

Ο Νομάρχης Λάρισας, διακηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής μειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης 
προσφοράς «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», για το 
έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
(Κατασκευή φραγμάτων στον Πηνειό περιοχή 
Τουρκόπορος - Κουλούρι - 5ο αντλιοστάσιο)». 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση 
της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: ν. 2052/1992 άρθρα 6 
και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992), ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 
4 (ΦΕΚ 138 Α'/13.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 
202/14.9.1995), ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α'/29/28.2.1996), 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308Α/31.12.2003), ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004). 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α71995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'/1996), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'/1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 
Α'/1996). 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/1986) 
και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο 
στο Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ. (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 
- Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995), ν. 2522/1997 - 
Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο 
(ΦΕΚ Α' 178/1997), ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19.6.2002), 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα: 
π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 
6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/1994), π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 
166/1997), π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997), π.δ. 218/1999 
(ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999). 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Κατασκευή 
φραγμάτων στον Πηνειό περιοχή Τουρκόπορος - 
Κουλούρι - 5ο αντλιοστάσιο)». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120.000,00 ευρώ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες και απρόβλεπτα 
99.027,07 ευρώ, δαπάνη για αναθεώρηση 1.813,27 ευρώ 
και δαπάνη 19.159,66 ευρώ για Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 
081/2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4.5.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία 
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας, οδός 
Φαρσάλων 148, από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
στις 4.5.2006 τότε θα διενεργηθεί στις 8.5.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς 
και κοινοπραξίες 2Α1 τάξη, ομοίως για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίσης Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω κατηγοριών 
και τάξεων με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων 
των πτυχίων, με την υποχρέωση υποβολής όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις για τα Δημόσια'Εργα, καθώς και 
βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
την Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ, καθώς και κοινοπραξίες 2Α1 τάξη ομοίως για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (π.δ. 334/2000 άρθρα 
25, 26 και 27). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α δηλαδή 1.981 ευρώ θα είναι ισχύος του¬ 
λάχιστον ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση 
Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε οκτώ 
(8) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι την 28.4.2006 ημέρα Παρασκευή από τα 
γραφεία της Δ.Ε.Β. Λάρισας. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης πα¬ 
ρέχονται στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτι¬ 
ώσεων, οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 2410/670.392 
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όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα Μ.Κ.Μ. και από 
ώρα 8.00 έως 12.00 π.μ. 

Λάρισα, 17 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3306 

Η Επιτροπή Έργων Υποδομής Πολεοδομίας και Περι¬ 
βάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, 
διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δη¬ 
μοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
δημοπράτησης προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» και έλεγχος ομαλότητας στα επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, για το έργο: «Ταμιευτήρας Ομορ- 
φοχωρίου». 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: ν. 2052/1992 άρθρα 6 
και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992), ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 
4 (ΦΕΚ 138 Α713.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 
202/14.9.1995), ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996), 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308Α/31.12.2003), ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004) και 
ν. 3316/2005 (ΦΕΚ42Α/22.2.2005.) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων ιδιοτήτων 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 
82/1996 και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279), 
κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 24014/25.11.2005 (ΦΕΚ 
Β'/1637) και υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ 
ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Β' 1590)]. 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/1986) 
και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 - Δημόσιο 
Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995), ν. 2522/1997 - Δικαστική προ¬ 
στασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/1997), 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως μετά το ν. 3310/2005. 

Το π.δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α'/21.12.2000), περί προ¬ 
σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια 
έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει σε συνδυασμό 
με την οδηγία 2004/18/ΕΚ (σχετική εγκύκλιος 1/18.1.2006 
της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημο- 
σίων'Εργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τα: π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 άρθρα 
5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/1994), π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 
166/1997), π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997), π.δ. 218/1999 
(ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999). 


Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, σχετική εγκύκλι¬ 
ος κ.λ.π.), που διέπει την εκτέλεση του έργου της πα¬ 
ρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.930.000 ευρώ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 1.752.523,80 ευρώ, 
για όφελος 315.454,28 ευρώ, για απρόβλεπτα 310.196,72 
ευρώ, για αναθεώρηση 84.010,07 ευρώ και δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 467.815,13 ευρώ. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του 
Γ' Κ.Π.Σ./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. κατά 75 % 
και κατά 25 % από Εθνικούς πόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.5.2006 Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία 
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας, οδός 
Φαρσάλων 148, από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 11.5.2006 τότε θα διενεργηθεί στις 
18.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

α) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

1) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανή¬ 
κουν στην 3η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
ανήκουν στην 3η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή σε ανα¬ 
βάθμιση 2η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1η τάξη για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με τις κείμενες δι¬ 
ατάξεις. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με πτυχία των 
παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον περιορισμό 
των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την υποχρέωση 
υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα Δημό¬ 
σια Έργα, καθώς και βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφω¬ 
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
οι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοστική άποψη. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α δηλαδή 47.564 ευρώ θα είναι ισχύος τουλάχι¬ 
στον εκατόν ενενήντα (190) ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση 
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Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας. Η διάρκεια κατασκευής 
του έργου ορίζεται σε Δέκα Οκτώ (18) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και 5.5.2006 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης 
παρέχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων 
Βελτιώσεων, οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 
2410/670.392 όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα 
Μ.Κ.Μ. και από ώρα 8.00 έως 12.00 π.μ. 

Λάρισα, 14 Απριλίου 2006 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3338 

Ο Νομάρχης Λάρισας, διακηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής μειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης 
προσφοράς «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», για το 
έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
(Κατασκευή φραγμάτων στον Πηνειό περιοχή 4ο 
αντλιοστάσιο - Νταϊλιάνι - Παραπόταμος - Ομόλιο)». 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση 
της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: ν. 2052/1992 άρθρα 6 
και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992), ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 
4 (ΦΕΚ 138 Α'/13.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 
202/14.9.1995), ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996), 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308Α/31.12.2003), ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004). 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α71995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'/1996), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'/1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 
Α'/1996). 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 
25/1986) και το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 
6%ο στο Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ. (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 
- Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995), ν. 2522/1997 - 
Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο 
(ΦΕΚ Α' 178/1997), ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19.6.2002), 
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα: 
π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 
6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/1994), π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 
166/1997), π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997), π.δ. 218/1999 
(ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999). 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Κατασκευή 
φραγμάτων στον Πηνειό περιοχή 4ο αντλιοστάσιο - 
Νταϊλιάνι - Παραπόταμος - Ομόλιο)». 


Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120.000,00 ευρώ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες και απρόβλεπτα 
99.027,07 ευρώ, δαπάνη για αναθεώρηση 1.813,27 ευρώ 
και δαπάνη 19.159,66 ευρώ για Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 
081/2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4.5.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία 
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας, οδός 
Φαρσάλων 148, από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
στις 4.5.2006 τότε θα διενεργηθεί στις 8.5.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς 
και κοινοπραξίες 2Α1 τάξη, ομοίως για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίσης Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω κατηγοριών 
και τάξεων με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων 
των πτυχίων, με την υποχρέωση υποβολής όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις για τα Δημόσια'Εργα, καθώς και 
βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και κοινοπραξίες 2Α1 τάξη ομοίως 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή ΤΟΥ 
Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (π.δ. 
334/2000 άρθρα 25, 26 και 27). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α δηλαδή 1.981 ευρώ θα είναι ισχύος 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση 
Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας. Η διάρκεια κατασκευής 
του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι την 28.4.2006 ημέρα Παρασκευή από τα 
γραφεία της Δ.Ε.Β. Λάρισας. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης 
παρέχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων 
Βελτιώσεων, οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 
2410/670.392 όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα 
Μ.Κ.Μ. και από ώρα 8.00 έως 12.00 π.μ. 

Λάρισα, 17 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 

Αριθμ. 2508 

Ο Δήμος Ν. Καζαντζάκης διενεργεί πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων- 
ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συγκεκριμένης 
προμήθειας είναι 5.161,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:00 στα γραφεία του 
Δήμου στις Αγ. Παρασκιές. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν 
γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα 
γραφεία του Δήμου μέχρι και την 4.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
στην αρμόδια υπάλληλο Παρασκευά Χαρούλα (εν τη 
απουσία της στην Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα 
δραστηριότητα σχετική με τι αντικείμενο του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Οι όροι της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία που αφορούν την προμήθεια είναι στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα τηλέφωνα 2810-742504 και 2810-743830 
(Παρασκευά Χαρούλα - Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Πεζά, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 

Αριθμ. 2509 

Ο Δήμος Ν. Καζαντζάκης διενεργεί πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό για τον'Ελεγχο Νερού'Υδρευσης. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συγκεκριμένης 
προμήθειας είναι 7.508,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 12:00 στα γραφεία του 
Δήμου στις Αγ. Παρασκιές. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν 
γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα 
γραφεία του Δήμου μέχρι και την 4.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
στην αρμόδια υπάλληλο Παρασκευά Χαρούλα (εν τη 
απουσία της στην Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα 
δραστηριότητα σχετική με τι αντικείμενο του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Οι όροι της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την προμήθεια είναι 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2810-742504 και 2810- 
74383 (Παρασκευά Χαρούλα-Δασκαλάκη Χρυσούλα). 

Πεζά, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 


(23) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) 

Αριθμ. 284 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών 
διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΝΕΟΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφύσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους 

β) τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, όπως ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΚ). 

- Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/2006 μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 1.785.000,00 
ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α. 19%) και η σχετική πίστωση προέρχεται από το 
2° Ταμείο Συνοχής, Εθνικούς Πόρους και Ιδία Κεφάλαια 
της ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 

- Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με 
την «ανοικτή διαδικασία» της παρ. 1 του άρθρου 7 
του π.δ. 334/2000 όπως αυτό ισχύει και με το οποίο 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 93/37, 
και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

- Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Κάθε διαγωνιζόμενος, 
μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά. 

- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29.5.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 
10:00 π.μ. 

- Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η και 4η τάξη για έργα 
κατηγορίας υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
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συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους 
όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 29.273,00 
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα 
την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου 
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο 
του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 
παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως 
μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση 
περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία 
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του 
π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου 
του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη του 
διαγωνισμού, μέχρι και τις 23.5.2006, από τη Γραμματεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, δ/ 
νση: Τίρμα Κ. Ταλιαδούρη (Κτίριο πρώην ΕΟΜΜΕΧ), 
πληροφορίες Θεόδωρο Πούλιο και Επαμεινώνδα 
Τοτίδη, τηλ.: 24620.87927. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 90 ΕΥΡΩ. Το 
ανωτέρω χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται σε αριθμό 
λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς με στοιχεία 
5240.003424.692. 


- Αν για οποιονδήποτε λόγο, την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, η δημοπρασία δεν διεξαχθεί, αυτή θα 
διενεργηθεί στις 5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. χωρίς νέα δημοσίευση. 

Γρεβενά, 18 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

- ♦ - 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

Αριθμ. οικ. 21379 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί 
επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ για 
την προμήθεια αυτοκίνητου επιβατικού τύπου τζιπ 4X4 
2000 οο, Διακήρυξη 3/2006, προϋπολογισμού 45.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 

22.5.2006, Ημέρα Δευτέρα, Ώρα μέχρι 10.30 π.μ. Γ ραφείο 
722 - 724, Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου, 7ος όροφος 
της Νο-Αθηνών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 1, του Παραρτήματος Β’ 
της Διακήρυξης 3/2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό Οικονομικό Τύπο την 20.4.2006, ημέρα Μ. 
Πέμπτη. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κηφισίας 125.127, 7ος όροφος, 
γραφείο 712, τηλ. 210 6984025, φαξ 210 6984311. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 

X. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

Αριθμ. οικ. 21393 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί 
επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τη «ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ», Διακήρυξη 1/2006, προϋπολογισμού 44.372,16 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 

8.5.2006, Ημέρα Δευτέρα, Ώρα μέχρι 10.30 π.μ. Γραφείο 
722 - 724, Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου, 7ος όροφος 
της Νο-Αθηνών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 10, του Κεφαλαίου 1 της 
Διακήρυξης 1/2006. 
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Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 
Οικονομικό Τύπο την 20.4.2006, ημέρα Μ. Πέμπτη. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κηφισίας 125.127, 7ος όροφος, 
γραφείο 712, τηλ. 210 6984025, φαξ 210 6984311. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006 
Ο Αντινομάρχης 
X. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 2464 

Περίληψη Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του 
έργου: «Ενέργειες Ηλεκτρονικής Τουριστικής Προβολής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

Μέτρο 3.4: «Μηχανισμοί Υποστήριξης και προβολής 
του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας του Ε.Π. 
Πελοποννήσου 2000 - 2006. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑ- 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/νση: Μαινάλου και Σέκερη 36 Τ.Κ 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 - 234458, 237410 

ΡΑΧ: 2710 234492 

2. Προϋπολογισμός έργου 

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου είναι 
1.000.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ19%. 

3. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Κατηγορία: 07 (Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς 

Υπηρεσίες), 13 (Διαφημιστικές Υπηρεσίες) 

Αριθμός Αναφοράς ΘΡΟ 84, 871. 

4. Αντικείμενο του έργου-Περιγραφή των Υπηρεσιών 

Οι ενέργειες που αποτελούν το παρόν έργο στοχεύουν 

στην καινοτόμο ηλεκτρονική τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης 
Τουριστικής/Πολιτιστικής Προβολής 

2. Συλλογή - Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου 
Τουριστικού/Πολιτιστικού Χαρακτήρα που θα διατεθεί 
τόσο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, όσο και μέσω 
εναλλακτικών ηλεκτρονικών μέσων. 

3. Ψηφιοποίηση Υλικού για την τροφοδότηση με 
περιεχόμενο τόσο της Διαδυκτιακής Πύλης όσο και των 
λοιπών ηλεκτρονικών μέσων (οά, άνά). 

4. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 
λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης σε χώρους της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

5. Δημιουργία τρίγλωσσων ηλεκτρονικών εκδόσεων 
τουριστικού/πολιτιστικού οδηγού (οά και άνά με υλικό 
τουριστικής προβολής). 

6. Συνδρομές για προβολή τουριστικού/πολιτιστικού 
περιεχομένου σε συγκεκριμένα σημεία πληροφόρησης 
σε πιλοτική εφαρμογή. 

Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης: Ενέργειες 
εκπαίδευσης διαχειριστών και Χρηστών καθώς και 
8Ι_Α - περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας (υποχρεώσεις 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών .δοίνίοβ ΙονοΙ Αρίθβ- 
πιβπί), κατά την οποία ο Ανάδοχος θα καλύπτει: 


• Λειτουργία της δικτυακής πύλης 

• Συντήρηση του Περιεχομένου 

• Συντήρηση του Εξοπλισμού 

Η λειτουργία της δικτυακής πύλης θα καλύπτεται από 
την πιλοτική και παραγωγική της λειτουργία, σύμφωνα 
με τις επιμέρους Φάσεις του Εργου και μέχρι το τέλος 
του Εργου, ήτοι 18 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις 
των υποψηφίων αναδοχών περιγράφονται διεξοδικά στο 
Τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης 

5. Διαδικασία 

α) Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, με 
σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία 
που προβλέπεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το π.δ. 
346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998), στο βαθμό που αυτό δεν 
έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

β) Οι συμβάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 1 του π.δ. 346/1998 και το άρθρο 24 παρ. 2 του π.δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996), όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Το έργο στη φάση της κατασκευής του μπορεί 
να υλοποιηθεί στην έδρα του αναδόχου, ενώ το 
παραχθησόμενο αποτέλεσμα θα τοποθετηθεί 
(παραδοθεί) στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής. 

7. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των 
υπηρεσιών. 

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού. 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 

τεύχη της Διακήρυξης από την Δ/νση Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης. 

Δ/νση: Μαινάλου και Σέκερη 36 Τ.Κ 22 100 Τρίπολη. 

Τηλέφωνο: 2710. 237410, 234458 

ΡΑΧ: 2710234492 

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση 
άΙίρ:/Λ/ν\ΛΛΛφβΙοροηηΐ5θ5.ς|ΐ' 

10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των 
προσφορών 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
7.6.2006. 

β) Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο γενικό 
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι την 7.6.2006 και 
ώρα 14.30. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται, 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντί¬ 
γραφα (ένα πρωτότυπο και δυο αντίγραφα), κα¬ 
θώς και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο η καθεμιά, 
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς 
στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες 
προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα παραληφθούν 
μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και 
ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Η ημερομηνία 
σφραγίδας του Ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα παραλαμβάνονται. 
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11. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των 
προσφορών 

α) Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται 
από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού ενώπιον των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων των συμμετεχόντων. 

β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει κατά την 
9.6.2006 και ώρα 15.00 μ.μ. στη Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική 
επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 25 
παρ 4α π.δ. 394/1996) με χρονική ισχύ από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και για 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη της προσφοράς. 

12. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου 

Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα 
από τη ΣΑΕΠ 026/3. 

13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσιών και έχουν συσταθεί σύμφωνα με την 
νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπάίκής'Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 (σχ. άρθρο 2 του π.δ. 346/1998). 

14. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 24 του 
π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) και να συνοδεύουν την 
προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ολα τα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
της προκήρυξης. 

15. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους 
αναδόχους στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

16. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

Η αναθέτουσα αρχή εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί 
το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να 
γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

18. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής 
ενημερωτικής ανακοίνωσης στην ΕΕΕΚ. 

Δεν έγινε η δημοσίευση. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 17.4.2006. 

20. Σύμβαση ανάθεσης 

Η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους 


όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, 
την Εγκριτική Απόφαση της Γεν. Γραμματέως της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και το άρθρο 24 παρ. 2 
του π.δ. 394/1996. 

21. Πληροφορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ. 2710.237410 
(Ρουμελιώτης Γεώργιος). 

Τρίπολη, 14 Απριλίου 2006 
Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 

- ♦ - 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Βίλιων επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του 
έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΙΩΝ» με 
ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα της «ελεύθερης 
συμπλήρωσης ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 
παράγραφος 4δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. είναι 
475.000,00€. 

• Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 399.159,66 € εκ των οποίων τα 
51.974,28 € είναι απρόβλεπτα και τα 690,18 € είναι 
πρόβλεψη για αναθεώρηση. 

• Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27 του μηνός Απριλίου 
έτους 2006 ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Βιλίων από την αρμόδια επιτροπή που έχει 
συσταθεί αρμοδίως με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα 
παραπάνω τεύχη, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 
ειδικά εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό, μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
Δημαρχείου Βιλίων. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις 1ης τάξης και άνω για έργα οδοποιίας, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. της νέας κατάταξης 
σύμφωνα με το ν. 2940/2001. 

• Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών. 

• Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε 7.970,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του αρθρ. 23 του π.δ. 609/1985 και βεβαιώνεται 
με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που 
συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το 
δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 
90 ημερογιακών ημερών. 

Βίλια, 17 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 
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(28) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. 5635 

Η Ε.Υ.ΑΟ. Α.Ε. με την 160/17.4.2006 απόφαση του Δ.Σ. της, 
μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
«Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θεσσαλονίκης» από 25.4.2006 για την 7.6.2006 ημέρα 
Τ ετάρτη. 

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2006 
Ο Δ/ντής 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. 5634 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την 161/17.4.2006 απόφαση του 
Δ.Σ. της, μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού «Λειτουργία των Διυλιστηρίων Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης» από 25.4.2006 για την 6.6.2006 ημέρα 
Τρίτη. 

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2006 
Ο Δ/ντής 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ 

-♦- 

(30) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΞΑ 

Αριθμ. 6983 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ διενεργεί 
επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΧΕΙΡ/ 
ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ) για 
ένα χρόνο για τις ανάγκες του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ με 
αριθμό Διακήρυξης 2/2006 προϋπολογισμού 96.675 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
22.5.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 11:00 η ώρα στο 
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 22.5.2006 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών 
στο Ισόγειο. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) 
υποφακέλους με Τεχνική Προσφορά, Οικονομική 
Προσφορά και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς 
και τ’ αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαρ. α. β. γ 
και δ του ίδιου π.δ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 
έως 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 210 
4520835. Παρακαλούμε για την έγκαιρη παραλαβή της 
διακήρυξης. 

Πειραιάς, 17 Απριλίου 2006 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 


(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 2568 

Το Δασαρχείο Δράμας διακηρύσσει ότι θα διενεργή¬ 
σει Ανοικτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα 
με τις Διατάξεις του Αρθρου 8, του π.δ. 437/1981 «Περί 
Μελέτης και Εκτέλεσης ΔασοτεχνικώνΈργων», τις Δι¬ 
ατάξεις των νόμων για την εκτέλεση των Δημοσίων 
Έργων δηλαδή των ν. 1418/1984, 2229/1994, 2576/1998, 
3263/2004 και των εκτελεστικών προεδρικών διαταγ¬ 
μάτων, του π.δ. 609/1985 «Περί Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 286/1994 και 
το π.δ. 218/1999, του π.δ. 146/1988 «Περί: Οργάνων που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματαΈργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας», καθώς και των Εγκυκλίων Δια¬ 
ταγών και Αποφάσεων οι οποίες ισχύουν την ημέρα του 
Διαγωνισμού και με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
της Υπηρεσίας», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. (α) του 
νόμου 1418/1984 και το άρθρο 6 του π.δ. 609/1905 «Περί: 
Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων», για την ανάδειξη Αναδό- 
χου εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩ¬ 
ΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ». 

Η ανάθεση της κατασκευής του έργου θα γίνει στην 
εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που θα προσφέρει 
τη χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στα διαγωνισμό, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 3263/2004. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 426.210,90 Ευρώ, χωρίς το ποσό της αναθεώρησης 
το οποίο είναι 2.360,53 Ευρώ και χωρίς ταν Φ,ΠΑ, 19%, 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 81.428,57 Ευρώ και 
συνολικά σε 510.000 Ευρώ. 

ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Α.Μ.Θ 2000.2006 
ΣΑΕΠ 031/3 με συγχρηματοδότηση κατά 75% οπό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΓΤΠΕ). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στα γραφεία του Δασαρχείου 
Δράμας, στις 15.5.2006, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρά λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί 
στις 18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π μ. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας ή Πρασίνου στελεχωμένες με 
Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 
3 του π.δ. 146/1988. 

β. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,. εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη στην 
περίπτωση που αυτές έχουν έδρα το Νομό Δράμας 
ή αυτός αποτελεί δεύτερη επιλογή τους, για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας ή Πρασίνου στελεχωμένες μέ 
Δασολόγους η Τεχνολόγους Δασοπονίας που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 
3 του π.δ. 146/1988. 
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γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την 1η και 2η τάξη του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του ΠΟ.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοιο με το 
δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

ε. Εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου Δασοτεχνικών 
έργων (ΕΔ.Δ.Ε.) Δ' τάξης (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981). 

στ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 


Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του εγκεκρι¬ 
μένου Προϋπολογισμού της Μελέτης, δηλαδή 8.530,00 
Ευρώ και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Δράμας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη και 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, μέχρι και την Τετάρτη 
10.5.2006, από το γραφείο 104 του Δασαρχείου Δρά¬ 
μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας Αγ. Κων/νου 
1, αρμόδιος υπάλληλος Αδελφίδης Χρήστος και στο 
τηλέφωνο 25210-57824. 

Δράμα, 18 Απριλίου 2006 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
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